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INSTRUKCJA 
z dnia 8 czerwca 1948 r. 


© wykorzystywaniu kredytów skarbowych Państwowego Planu Inwestycyjnego na rok 1948. 
4 (L. dz, B.VIL-5410/1/48) 


Nawiązując do Instrukci w sprawe postę- 
powania z krędytami, przewidzianymi w bud- 
żecie majątkowym na wydatki inwestycyjne 
(Dz. Urz. Mn. Skarbu Nr 51/1948) z dnia 
25.1V.1948 r. wydanej przez Ministerstwo Skar- 
bu w porczumieniu z Kontrolą Państwową, Mi- 
nisterstwo Odbudowy ustala następujące zasady 
uruchamiania, asygnowana i wykorzystywania 
kredytów skarbowych Faństwowego Planu In- 
westycy nego na rok 1948 w Części 21 — Mini- 
sterstwo Odbudowy: 


= "CZĘŚĆ I 
UKŁAD PANSTWOWEGO PLANU 
INWESTYCYJNEGO | 


Rozdział I : 
Charakter į podział kredytów 


Sy 
Przeznaczenie kredytów 
skarbowych, 


Kredyty skarbowe Państwowego Flanu Ín- 
westycyjnego przyznane być mogą: 

a) na odbudowę, budowę i rozbudowę obiek- 
tów państwowych (rządowych), samorządowych, 
organizacyj społecznych i politycznych oraz 
prywatnych — przejętych pod zarząd państwo- 
wy w myśl dekretu o rozbiórce i napraw e bu- 
dynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek 
wojny (Lz. U. R. P. Nr 37, poz. 181 z 1947 r) 
i innych przepi sów; 


b) na odbudowę, budowę i przebudowę pew. 
nych kategorii osiedli į zagród w e skich; 
c) na akcie specjalne bądź badania, związa- 


ne z projektowaniem, wykonawstwem, analizą 


lub komtrolą procesów inwestycyjnych wym e- 
nionych w p. a) i b) 


822: 
Kredyty dotacyjne i 


1. Kredyty skarbowe dzielą się na dotacy;- 
ne i zwrotne, 

2. Kredyty przyznane na odbudowę budo- 
wę į rozbudowę obiektów stanowiących wła- 
sność Skarbu Państwa — z wyjatkiem przed- 
siębiorstw państwowych — oraz na akcje spe- 
cjalne ($ 1, p. c) — są dotacyjne. Wszelkie n- 
ne kredyty należy traktować do czasu uregulo- 
wania tej sprawy w drodze spec,alnych przepi- 
sów jako zwrotne, o czym należy powiadamiać 
kredytob'orców. 

3. 'Zwrotne kredyty skarbowe udzielane są 
na odbudowę, budowę i rozbudowę tych obiek- 
tów, co do których ważny interes państwowy 
nakazu'e przyznanie szczególnie dogodnych wa- 
runków uzyskanią i spłaty kredytów. 

4. Szczegółowe zasady spłaty zwrotnych 
kredytów skarbowych zostaną uregulowane spe- 
calnym zarządzeniem, 

5. Wszystkie władze į urzędy oraz instytu- 
cje podległe Ministerstwu Odbudowy obowią- 
zane są prowadzić ścisłą ewidencję kredyto- 
biorców z zaznaczeniem, z jakich tytułów (dzia. 
łów, rozdziałów, paragrafów i i pozycji) Państwo. 


zwrotne. 
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wego Planu Inwestycy.nego i na jakie cele in- 
westycyjne (obiekty) kredyty zostały przyznane 
oraz w jakiej wysokości zostały wykorzystane. 

6. W przypadku, gdy inwestowany obiekt 
ne stanowi własności Skarbu Państwa, Urząd 
Wojewódzki — Wydzał Odbudowy (Dyrekcja 
Odbudowy) winien zawiadomić o tym przed roz- 
poczęciem robót właściwy oddział banku, do 
którego obowiązków należy właściwe zabezpie- 
czenie należności Skarbu Państwa z tytułu za- 
inwestowanych sum, 


Rczdział II 


Podział Państwowego Planu Inwestycyjnego. 
$ 3. 
Tytuły planu. 


1. Część 21 Faństwowego Planu Inwesty- 
cyjnego obejmuje inwestycje M'nisterstwa Od- 
budowy i składa się w zakresie kredytów skar- 
bowych z następuących działów: 


1) Odbudowa Warszawy, 

2) Odbudowa miast, 

3) Odbudowa wsi, 

5) Budown'ctwo doświadczalne. plany 
i stud'a, 

6) Ośrodk: szkolenia, 

7) Główny Urząd Pomiarów Kra;u. 


2. Działy rozpada'ą się na rozdziały, roz- 
działy na paragrafy, paragrafy zaś na pozycje. 


$ 4, 
` 
Cel i wydatek inwestycyjny. 


1. Kredyty Państwowego Plany Inwestycyj- 
nego na rok 1948 preliminowane są na poszcze- 
gólne cele inwestycyjne (ob'ekty) w ramach da. 
nego paragrafu lub pozycji, 

2. Wydatek związany z danym celem in- 
westycyjnym (obiektem) powinien być pokryty 
z kredytów właśc wego paragrafu lub pozycji 
i na ten paragraf lub pozycję oraz ceł (ob'ekt) 
zarachowany. 


` CZEŚĆ II z 


URUCHAMIANIE I ASYGNOWANIE 
KREDYTÓW 


Rozdział III 
Rozdzielniki kredytów i kosztorysy: 
$ 5, 


Roczne rozdzielniki kredytów. 


„ 1. Ministerstwo Odbudowy w ramach Fań- 

 stwowego Planu Inwestycyjnego na rok 1948 
rozsyła roczne rozdzielniki kredytów do poszcze- 
gólnych Urzędów Wo,ewódzkich — Wydz'ałów 
Odbudowy (Dyrekcyj Odbudowy) oraz do Cen- 
tral Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwo. 
wego Banku Rolnego, 


2. Rozdz elnikj kredytów stanowią wykazy 
kwot rocznych, przeznaczonych na poszczegól- 
ne cele inwestycyjne (obiekty), względnie ich 
grupy, uszeregowane według tytułów planu 
(działów, rozdz ałów, paragrafów i pozycji), 

3. Rozdzieln ki te mogą również ustalać ko- 
lejność realizacji inwestycji. 


$ 6. 


Rozdzielniki uzupełniające. 


Urząd Wo,ewódzk: — Wydział Odbudowy 
(Dyrekcja Odbudowy) uzupełnia roczne roz- 
dzielniki kredytów w części obejmującej grupy 
celów inwestycynych (obiektów) przez szcze- 
gółowe rozbicie na poszczególne cele (ob'ekty), 
po czym otrzymane w ten sposób rozdzielniki 
uzupełnia'ące przesyła w trzech egzemplarzach 
do wiadomości Min sterstwa Odbudowy (LU'epar- 
tament Polityki Budowlanej) i w dwóch — do 
właściwego oddz ału banku który jeden z nich 
odsyła do swojej central', 


$7. 


rozdzielników, 


Tryb 


1. Zmiany w rozdzelniku uzupełniającym 
(S 6) przeprowadza we własnym zakresie Urząd 
Wo,ewódzki — Wydz'ał Odbudowy (Dyrekcja 
Odbudowy), przesyłając zawiadomienie na spe- 
calnych formularzach w 3 egzemplarzach (wzór 
1, 2, 3) do Ministerstwa Odbudowy (Departa- 
ment Folityki Budowlanej) — w 2 egzempla- 
rzach (wzór 4, 5) do właściwego Oddz ału Ban- 
aż, jeden z nich odsyła do swojej Cen- 
ral, 

2. W razie konieczności wprowadzenia in- 
nych zmian, Urząd Wo'ewódzk: — Wydział Od. 
budowy (Dyrekcja Odbudowy) — winien zwró- 
cić się do Ministerstwa — D'epartament Polity- 
ki Budowlanej — z odpow edno umotywowa- 
nym wnioskiem o zmianę (uzupełnienie  vire- 
ment), używając do tego specjalnych formula- 
rzy (wzory 1 —.- 6). 

3. Ministerstwo Odbudowy po załatw eniu 
wniosku przesyła zawiadomienie o dokonaniu 
zmian: s 


a) do Urzędu Wojewódzkiego — Wydziału 
_ Odbudowy (Dyrekcji Odbudowy) na for- 
mularzu — wzór 6, 
b) do centrali właściwego banku — na for- 
mularzach — wzór 4 i 5, 
celem odpowiedniego sprostowania rocznego 
rozdzieln'ka kredytów, 


zmiany 


8 8. 


= Zmiany w kredytach 
na Inwestycje budowlane 
- resortów. 


innych 


„W przypadku konieczności dokonania zmian 
(o których mowa w $ 7) odnośnie inwestycji bu- 
dowlanych innych resortów państwowych (Min, 


w à ATIN 
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Ośw aty, Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej. 
Skarbu itp, lub samorządu terytor alnego|j — 
Urząd Wojewódzki — Wydział Odbudowy (Dy. 
rekcia Odbudowy) — winien przed wystąpie- 
niem do Mimisterstwa lub przeprowadzen em ich 
we własnym zakresie, uzgodnić wniosek z wła- 
ściwą władzą II instancji odnośnego resortu, lub 
właśc wą terenowo Wojewódzką Radą Narodo- 
wą i na dowód uzgodnienia uzyskać na wniosku 
lub zawiadomieniu podpis zainteresowanej wła- 
dzy Il instancji lub Wojewódzkiej Rady Narodo- 


wej, 
$ 9, 


wniosku 
(virement) 


Cofnięcie 
o przeniesienie 


W przypadku wystąp'enia do Ministerstwa 
Odbudowy o przeniesien e kredytu z jednego 
tytułu Flanu na inny (virement) kredyty zaosz- 
czędzone na pokrycie ewentualnych powiększeń 
nie mogą być w międzyczasie wykorzystane bez 
uzyskan a zgody Ministerstwa (Departamentu 
Finansowego) na cofnięcie lub zmianę wniosku 
o virement, 


Š 10. 
Kredyty 


Kredyty spec'alne, uruchamiane przez Mini- 
sterstwo Odbudowy poza Częścą 21 Faństwo- 
wego Flanu Inwestycyjnego i nie figurujące w 
rocznym rozdz elniku kredytów, mogą być wy- 
korzystywane wyłącznie na cele inwestycyjne 
(ob'ekty) wskazane przez Ministerstwo w uru- 
chomieniu, 


specjalne, 


$ 11, 


Kosztorysy i umowy, 

1. Władze asygnujące (Urzędy Wojewódz- 
kie — Wydzały Odbudowy (D'yrekc'e Odbudo- 
wy) — bezpośrednio, a Starostwa — Powiato- 
we Biura Odbudowy — za pośrednictwem Wy- 
działów Odbudowy) dostarczą właściwemu od- 
działow; banku co na mn'ej na 5 dni przed 
real'zacją kredytu na dany cel inwestycyjny 
(obiekt): 

a) w przypadku prowadzenia robót przez 
państwowe przedsięb'orstwo budowiane syste- 
mem bezprzetargowym — odpis zlecenią robót 
wraz z odpisem kosztorysu urzędowego. W dro- 
dze wy,ątku pierwsza realizacją kredytu może 
nastąpić nawet przed dostarczeniem bankowi 
kosztorysu urzędowego, na podstawie ziecenia 
robót i wyceny kosztów. 

b) w przypadku prowadzenia robót syste- 
mem przetargowym — odpis protokółu przetar- 
$owego, umowy i kosztorysu umowneśo; 

c) w przypadku prowadzenia robót syste- 
, mem gospodarczym — odpis wyceny kosztów 
realzacj celu inwestycyjnego (obiektu). 
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2. Na koszty związane z opracowaniem pro- 
jektu, planów i kosztorysów danego obiektu, 
oddział banku może wypłacić zaliczkę do wy- 
sokości 3%, sumy preliminowanej na ten obiekt, 
a w przypadkach szczególnych — nawet powy- 
żej tej normy, 

3. W umowie lub zleceniu wykonania robót 


względnie dostarczen a towarów należy między 


innymj podać: 

a) tytuł planu inwestycyjnego, w którym 
prelim nowany jest kredyt na robotę lub dosta- 
wę, będącą przedmiotem umowy (zlecenia); 

b) wysokość kredytu prelim'nowanego na 
dany cel inwestycyjny (obiekt); 

c) oświadczenie, czy zleceniodawca (Urzad 
Wojewódzk: — Wydział Odbudowy (Dyrekcja 
Odbudowy), Starostwo — Fowiatowe Biuro Od 
budowy) zawarł już umowę z innymi przedsię- 
biorstwami lub osobam; w granicach kredytów 
prelim nowanych na tea sam cel inwestycy,ny 


(obiekt). 
Rozdział IV, 
Uruchamianie kredytów, 
S.12, - 
Uruchamianie przez Ministerstwo. 


1. Kredyty Państwowego Planu Inwestycyl. 
nego będą uruchamiane przez Ministerstwo Od- 
budowy w bankach wyłącznie w działach, tj. 
bez dalszego podziału na szczegółowe tytuły 
Planu (rozdziały, paragrafy i pozycje), 

2. Centrale Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go i Państwowego Banku Rolnego na podsta- 
wie pism Mimisterstwa Odbudowy będą urucha- 
miały we właściwym oddziale banku kredyty 
do dyspozycji Urzędów Wo'ewódzkich — Wy- 
działów Odbudowy (D'yrekcyj Odbudowy). 


$ 13. 
Wydziały 


Uruchamianie przez 


Odbudowy. 


1: Z kredytów uruchomionych do swojej 


dyspozycj Urzędy Wo'ewódzkie — Wydziały 
Odbudowy uruchamiają część kredytów do dy- 


spozycji Starostw — Powiatowych Biur Ok | 


dowy, 
2. Uruchamianie tych kredytów AA się 


za pośrednictwem oddziału banku, w którym 


Urząd Wojewódzki — Wydział Odbudowy ma. 


uruchomiony kredyt, 

3. W przypadku, gdy Starostwo — Powia- 
towe Biuro Odbudowy znajduje się w miejsco- 
wości, 
uruchamia kredyt w kasie właściwego urzędu 
skarbowego, w sposób przewidziany we wspom- 
nianej na wstępie instrukcji w sprawie postępo- 


wania z kredytami, przewidzianymi w budżecie ` 


majątkowym na wydatki inwestycyjne. | 


w której nie ma oddziału banku, bank | 


ł 
f 
| 
r 
| 
| 


© 
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4, Kredyty dla Starostw — Powiatowych 
Biur Odbudowy są uruchamiane przez Urzędy 
Wojewódzkie — Wydziały Odbudowy w po- 
szczególnych tytułach Planu (dział, rozdział, pa- 
„ragrał į pozycja) oraz ze wskazaniem określo- 
nych celów inwestycyjnych (obiektów). 

5. Podstawę do honorowan'a przez banki 
uruchomień kredytów dla Starostw — Powiato- 
wych Biur Odbudowy stanowi roczny rozdziel- 
nik kredytów oraz rozdzielniki uzupełniające. 
Brak kosztorysów (wycen kosztów) oraz umów 
(zleceń) nie jest przeszkodą do uruchomienia 
kredytów. 


Rozdział V 
Asygnowanie kredytów. 
$ 14. 


Ramy asygnowania. 

Asygnowanie kredytów z Państwowego Fla. 
hu Inwestycyjnego następuje w ramach: 

a) rocznych rozdzielników kredytów, roze- 
słanych przez Ministerstwo Odbudowy za po- 
średnictwem centrali do właściwych oddziałów 
banków oraz rozdzielników uzupełniających, ro. 
zesłanyh przez Urzędy Wojewódzkie — Wy- 
działy Odbudowy (D'yrekcje Odbudowy) bezpo- 
średnio do oddz'ałów banków ($ 6); 

b) kosztorysu dla danego celu inwestycyj- 
nego (ob'ektu) względnie wyceny kosztów oraz 
umowy lub zlecenia robót (w trybie przewidzia- 
nym w $ 11). 


. 


$ 15, 
Górna granica asygnowania. 


Rozdz'elnik roczny wyznacza górną gramcę 
kredytów, które mogą być asygnowane w al 
niższym tytule Planu, tj. paragrafie lub pozy jí, 
wobec czego oddział banku nie będzie honoro- 
wał asygnat, które nie mają pokrycia w kredy- 
cie rocznym, preliminowanym w odpowiednim 
tytule planu (paragrafie lub pozycji) na dany 
cel inwestycyjny (obiekt), 

8 
$ 16. 


Ewidencja kredytów 
i wydatków w banku. 


1. Oddział banku prowadzi ewidencję kre- 
dytów uruchomionych tylko według działów 
Planu, ewidencję zaś wydatków (sum asygno- 
wanych) z tych kredytów — ponadto z dalszym 
podziąłem według szczegółowych tytułów Flanu 
(rozdziałów, paragrafów i pozycji). 

2. Ula skontrolowania czy wydatki na da- 
ny cel inwestycyjny (obiekt) są dokonywane w 
ramach sum na ten cel preliminowanych, od- 


dział banku prówadzi ponadto konta szczegóło- 
we dla każdego celu inwestycyjnego (obiektu). 

3. Na koncie szczegółowym oddział banku 
zapisuje sumę preliminowaną, sumę zatwierdz”- 
nego kosztorysu i sumy poszczególnych wydat- 
ków, dokonanych na dany cel inwestycyjny 
(ob ekt). 


SOM 


W ypełnianie asygnat, 


1. Asygnaty na wydatki z Państwowego. 


Planu Inwestycyjnego, sporządzane przez wła- 
dze (urzędy) asygnujące, mają zawierać, oprócz 
oznaczenia szczegółowego tytułu Planu (Część, 
dział, rozdział, paragraf i pozycja), także ozna- 
czenie celu inwestycyjnego (ob ektu), którego 
dany wydatek dotyczy. 

2. D'o każdej asygnaty winien Być dołączo- 
ny uw erzytelniony przez władzę (urząd) asy- 
śnu,ącą odpis dowodu, stanowiącego podstawę 
asygnowania, a więc: 

a) odp's rachunku (przy. zleconym systemie 
robót), 

b) odpis listy RRE lub zestawienie wy- 
datków (przy gospodarczym systemie robót), za- 
wierające: nazwę obiektu, datę rachunku, firmę 
lub nazwisko i imię wystawcy, szczegółowe 
określenie wykonanych robót lub dostarczonych 
towarów i kwotę rachunku, 

c) odpis pecinnego zarządzenia wypłaty za- 
liczki. 

Dowody ETTA podstawę asygnowania 
winny być sporządzane: dla Urzędu Wojewódz- 
kiego — Wydziału Odbudowy — w 3-ch egzem- 
plarzach, a dla Starostwa —- Fowiatowego Riu- 
ra Odbudowy — w 4-ch egzemplarzach. 

3. Każdy dowód, stanowiący podstawę 
asygnowania, winien być sprawdzony pod 
względem merytorycznym, formalnym i cyfro- 
wym, przy czym dokonanie sprawdzenia należy 
stwierdzić przez zamieszczenie na dowodzie od- 
powiednich klauzul, | 

4. W dołączonych do asygnat dowodach 
(odpisach rachunków, zestawieniach wydatków) 
władza (urząd) asygnująca w nna stwierdzić. że 
dowody te zgodne są z dowodami oryginalnymi 
i oryginalne dowody zaopatrzone są w wyżej 
wymienione klauzule. Stwierdzen'e to winno 
być podpisane przez kierownika organu rachun. 
kowego władzy (urzędu) lub upoważnioneśo 
przez niego urzędnika i zaopatrzone w ode'sk 
pieczęci urzędowe... 


$ 18. 


Asygnowanie w kasie urzędu 
skarbowego. 


1. Kredyty dla Starostwa — Powiatowego 
Biura Odbudowy, uruchomione w kasie urzędu 
skarbowego w dziale, rozdziale, paragrafie į po- 
zycji oraz ze wskazaniem poszczególnych selów 
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inwestycyjnych (obiektów), mogą być asygno- 
wane jedynie na ob'ekty wskazane w urucho- 
mieniu. 

2. Starostwo — Pow atowe Biuro Odbudo- 
wy przesyła co miesiąc, na'późn'ej do dn'a 10 
każdego następnego miesiąca, do Urzedu Woje- 
wódzkiego — Wydziału Odbudowy,.odpisy 1sy- 
gnowanych rachunków i wykaz wypłaconych 
zaliczek w ramach uruchomionych kredytów. 


Rozdział VI 


Asygnowanie i rozliczanie zaliczek. 
$ 19, 


Asygnowanie zaliczek. 

Zaliczki ze skarbowych kredytów inwesty- 
cyjnych mogą być wypłacane; 

a) przeds'ębiorcom, dostawcom i wykonawcom 
robót w ramach zawartych z nimi umów, z za- 
strzeżeniem obow ązuących przepsów co do 
zawieranią umów i wypłaty zaliczek; 

b) władzom i urzędom w przypadku wyko- 
nywan'a robót systemem gospodarczym we wła. 
snym zakresie — jednak tylko w tych przypad- 
kach, śdy pewne wydatki nie mogą być asy- 
śnowane na imię wierzycieli Skarbu Państwa, 
a wymagaią natychm'astowego į bezpośrednie- 
go pokrycia przez pobierającego zaliczkę ($ 22 
ust. 3 przepisów rachunkowo - kasowych. dla 
władz į urzędów państwowych). | 

2. Zaliczki obciążają właściwy tytuł Planu 
oraz cel inwestycyjny (ob'ekt). 

3. Nad wyliczeniem się z zaliczek poza 
Urzędem Wojewódzkim -- Wydziałem. Odbu- 
dowy (D'yrekcą Odbudowy) lub Starostwem — 
‘Powiatowym B urem Odbudowy, czuwa również 
oddział banku i to zarówno w przypadku pod- 
jęc'a zaliczki z banku, jak i z kasy urzędu skar- 
bowego. 


$ 20. 
Terminy rozliczenia zaliczek. 


1. Wyliczanie sę z zaliczek udzielanych 
dostawcom, przedsiębiorcom i wykonawcom ro- 
bót, następuje w terminach i w sposób przewi- 
dziany w umowach, przy czym dowodami rozl- 
czeniowymi są kop'e rachunków przedsiębior- 
ców. 

2. Wyliczanie się z zaliczek udzielanych 
władzom i urzędom winno następować w ter- 
minie dwumiesięcznym od daty otrzymania za- 
liczki, w sposób przewidziany w przepisach ra- 
chunkowo-kasowych dla władz i urzędów -pań- 
stwowych, przy czym dowodami rozliczeniowy- 
mi są odpisy list płatniczych lub zestawienia 
wydatków ($ 18, pkt 2b). 


$ 21, 


Nowa zaliczka. 

(1. Nową zaliczkę dla tego samego przed- 
siębiorcy na ten sam ceł inwestycyjny (obiekt) 
oddział banku może wypłac'ć zasadniczo dopie. 
ro po wyl.czen u się z zaliczki poprzedniej, 

. 2. W razie częściowego wyl'czen a się z za- 
liczki, oddział banku może wypłacić nową za- 
liczkę, ale tylko do wysokośc. sumy rozl'czone|. 


3. W przypadku stwierdzenia postępu ro- 
bót, oddział banku może wypłacić nową zalicz- 
kę, mimo newyłczenia się z zaliczki poprzed- 
niej; nowa zaliczka nie może jednak łącznie 
z poprzednią przekroczyć 50%, sumy kosztory- 
sowej, względnie sumy ustalonej w umowe 
z przeds ębiorcą. 
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Wypłata zaliczki przez kasę 
urzędu skarbowego, 


1. Kasa urzędu skarbowego może wypłacić 


zaliczkę wyłącznie na podstaw e upoważnienia 


udz elonego przez właściwy oddział banku bądź 
generalnie na poczet kredytów uruchomionych, 
bądź w poszczególnych przypadkach. 


2. Upoważnien e banku, o którym mowa w 
ustępie poprzednim może być udzielone na 
wniosek właśc wego Urzędu Wojewódzkiego — 
Wydziału Odbudowy — lub Starostwa — Po- 
w atowego Biura Odbudowy, Upoważnienie to 
bank zamieszcza zasadniczo w p Śmie, upoważ- 
nia'ącym kasę urzędu skarbowego do urucho- 
mienia kredytu ;j real zowania wypłat w zastęp- 
stw e banku. 


A 


CZĘŚĆ IN 
PRZEPISY KOŃCOWE 
$ 23. 
Sprawozdawczość finansowa. 


1. Starostwa — Referaty Budżetowo-Go- 
spodarcze — sporządza'ą miesięczne wyciągi 
z ksiąg kredytów į; wydatków Państwowego Pla- 
nu Inwestycyjnego w części 21 — Min'sterstwo 
Odbudowy—według szczegółowych tytułów Fla- - 
nu (dział, rozdział, paragraf i pozycja) į uzgad-: 
niają z księgami właśc wych organów skarbo- 
wych (oddziałów banków, kas urzędów skarbo- 
wych), po czym przesyłają je w dwóch egzem- 
plarzach do Urzędów Wo ewódzkich — Wy- 
działów Budżetowo-Gospodarczych w terminie 
do dna 15-g0 każdego m'esiąca następnego po 
sprawozdawczym. 

2. Urzędy Wojewódzkie — Wydziały Bud- 


żetowo-Gospodarcze sporządzają w 2-ch egzem. 
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plarzach analogiczne wyciągi, dotyczące wydat- 
ków Wydziału Odbudowy i uzgadniają e z od- 
działami banków w term ne do dnia 15-go każ- 
dego następnego miesiąca, 

3. Fonadto Urzędy Wojewódzkie — Wy- 
działy Budżetowo-Gospodarcze zestaw ają co 
miesiąc w 3-ch egzemplarzach ogólne (zbiorcze) 
wyciągi z ksiąg kredytów i wydatków Planu 
Inwestycyjnego obejmujące łączae sumy wy- 
ciągów podległych Starostw — Referatów Bud- 
żetowo - Gospodarczych i własnych (pkt 2) w 
części 21 — Ministerstwo Odbudowy — wś 
szczegółowych tytułów Planu (dział, rozdział, 
paragraf i pozycja), 

Jeden egzemplarz ogólnego (zbiorczego) 
wycągu Urząd Wojewódzki — Wydział Budże- 
towo-Gospodarczy przesyła w terminie do koń- 
ca następnego miesiąca po sprawozdawczym do 
Ministerstwa Odbudowy (Departament Finan- 
sowy), drug. zaś do właśc wej D'elegatury Biura 
Kontroli. 

Do wycągu ogólnego (zbiorczego), przesy- 
lanego do Ministerstwa Odbudowy oraz Dele- 
gatury Biura Kontroli, winny być dołączone 
egzemplarze uzgcdnionych wyciągów Wydz alu 
Odbudowy oraz podległych Starostw — Rete- 
ratów Budżetowo - Gospodarczych. Trzeci 
eszęmpiarz wycągu ogólnego (zbiorczego) po- 
zostaje w Wydziale Budżetowo-Gospodarczym. 

4. [yrekce Odbudowy sporządzają rów- 
nież wyciągi z ks'ąg kredytów i wydatków Pań- 
stwowego Planu Inwestycyjnego i uzgadniaą 
je w term'nie do dnia 15-g0 każdego mies ąca 
nastepnego po sprawozdawczym z oddziałami 
banków, po czym przesyłają jeden egzemplarz 
do Ministerstwa Odbudowy (D'epartament Fi- 


nansowy), a drug! — do właściwej Delegatury 
Biura Kontroli. 
5. W- przypadku nedotrzymania przez 


Urzędy Wojewódzkie — Wydziały Budżetowo- 
Gospodarcze (D'yrekcje Odbudowy) lub Staros- 
twa — Referaty Budżetowo-Gospodarcze ter- 
minów sporządzenia i uzgodnenia wyciągów 
z organami skarbowymi, organa te ponaglają 
Urzędy Wojewódzkie (Dyrekcje Odbudowy) 


lub Starostwa, a w raze bezskuteczności! po- 


=~ 


naglenia — zaw adamiaą o tym właściwą L'e- 
legaturę Biura Kontroli. 

6. Wymienione wyżej wyciągi z ksiąg kre- 
dytów i wydatków Planu Inwestycyjnego spo- 
rządzane są na druku Nr 32, przewidzianym w 
§ 67 przepisów rachunkowo - kasowych dla 
władz i urzędów państwowych, 


Za Ministra: 
Inż, J. Żakowski 


Podsekretarz Stanu 


Otrzymują: 
* Biuro Kontroli, 
Departament VII, 
Departament VIM, 
Ministerstwo Skarbu — Depart, III, 
Wydział 5 3 
Wydział 7 > 
Ministerstwo Administracji Publicznej, 
Ministerstwo Ziem Odzyskanych, 
Centralny Urząd Planowania, 
Centrala B. G, K, — wraz z egz. dla oddziałów, 
Centrala P. B. R. — wraz z egz, dla oddziałów, 


Ministerstwo Odbudowy: 

Gabinet Ministra, 

Departament II 

Departament III 

Departament V 

Departament VI 

Biuro Zakładów i Urządzeń Użytecznoścj 
Publicznej, 

Naczelny Komisarz Odbudowy WSi, 

Komisarz Odbudowy: Warszawy, 

Główny Urząd Planowania Przestrzennego, 

Główny Urząd Pomiarów Kraju, 

Biuro Odbudowy Stolicy, k 

Dyrekcje Odbudowy, 

Wszystkie Urzędy Wojewódzkie — 
Wydziały. Budżet.-Grospodarcze, 
Wydzjały Odbudowy, l 
Regionalne Dyrekcje Planowania 

Przestrzennego, 

Zakład Osiedli Robotniczych, 


zwarty gwary MAATA AAAA ANATA ANLAR AI LANNO AE TAUNAN ADANAN ODN NUA ABOA IATA LOUNT UN CATR TONN ONONO AODA AN DAONA AA A DANAA TANAKA 


Należność za Dziennik Urzedowy należy wpłacać tylko na konto czekowe w P, K. O, w War- 
szawie Nr I — 1683 — „Ministerstwo Odbudowy — Wydawnictwa". 
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